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Dziennik ustaw państwa 
dla 
królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Część XXXII. — Wydana i rozesłana dnia 28. kwietnia 1909. 


Treść: JW 61. Rozporządzenie, dotyczące oddawania w przedsiębiorstwo dostaw i robót państwowych. 


6i. 
Rozporządzenie pełnego Minister- 
stwa z dnia 3. kwietnia 1909, 


dotyczące oddawania w przedsiębiorstwo dostaw 
i robót państwowych. 


L 
Postanowienia ogólne. 


SE 
Postanowienia rozporządzenia tego obowiązują 
co do dostaw i robót, oddawanych w przedsiębior- 
stwo przez państwo, tudzież przez zakłady, przed- 
siębiorstwa i fundusze, należące do państwa lub 
zostające w jego zarządzie. 


:. 
s 2. 


Postanowienia rozporządzenia tego nie mają 
zastosowania: 

1. do dostaw i robót dla c. ik. wojska i c ik. 
marynarki wojennej, tudzież dla innych wspólaych 
władz i urzędów; 

2. do dostaw i robót dla e. k. obrony krajowej 
i pospolitego ruszenia od chwili mobilizacyi aż do 
rozbrojenia, tudzież do tych dostaw w czasach po- 
kojowych, które na zasadzie osobnych postanowień 
zastrzeżone są dla drobnych przemysłowców ; 

3. do dostaw wytworów rolnictwa i leśnictwa; 

4. do dostaw i robót, wykonywanych przez 
pewną gałąź administracyi państwowej we własnym 


i Polnisch.) 


zarządzie na własną potrzebę albo na pokrycie po- 
trzeb innej gałęzi adininistracyi państwowej ; 

5. do państwowych zamówień w dziedzinie 
sztuki i do odnowień artystycznych. O ile jednak 
rozchodzi się w tych wypadkach o roboty budo- 
wlane, stosowane będą postanowienia niniejszego 
rozporządzenia do wszystkich potrzebnych przytem 
dostaw. 


Il. 
Sposób oddawania w przedsiębiorstwo. 
Rozpisanie konkursu publicznego. 


3 3. 
Na dostawy i roboty należy prócz wyjątków, 


wymienionych w $$ 4. i5., rozpisywać publiczny 
konkurs. 


Rozpisanie konkursu ograniczonego. 


$ 4. 
Z wykluczeniem jawności można rozpisać na 
dostawy i roboty konkurs ograniczony: 

a) jeżeli rozpisanie publicznego konkursu nie 
dałoby się pogodzić z interesami wojskowymi 
lub innymi ważnymi interesami ogólnymi albo 
mogło spowodować opóźnienie wykonania. 
zagrażające interesom bezpieczeństwa pu- 
blicznego; 


b) jeżeli dostawa lub robota w czasie rozpisania 
konkursu może być wykonana w odpowiedni 
sposób jedynie przez ograniczoną ilość przed- 
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siębiorców, albo jeżeli do jej wykonania po- 
trzeba tak niezbędnie szczególnych wiado- 
mości fachowych, zaufania oraz wydatności 
przedsiębiorcy, iż bez tych przymiotów odpo- 
wiednie wykonanie nie byłoby zagwaran- 
towane; 

c) jeżeli ogólna wartość dostawy lub roboty nie 
przenosi 10.000 K. 


Oddanie z wolnej ręki. 
$5. 


Z pominięciem rozpisania konkursu można 
oddać w przedsiębiorstwo z wolnej ręki: 

a) dodatkowe zamówienia u tego przedsiębiorcy, 
którego ofertę pierwotnie przyjęto, o ile nie 
zażądano wyższej ceny i o ile te dodatkowe 
zamówienia nie wynoszą więcej jak 20 pro- 
cent pierwotnej dostawy lub roboty. Ograni- 
czenia te nie zachodzą jednak w wypadkach, 
dotyczących uzupełnienia dostaw lub robót, 
które w interesie sprawy mogą być wyko- 
nane tylko przez pierwotnego przedsiębiorcę 
a w szczególności także przy rozszerzaniu bu- 
dynków, których budowa jest w toku; 
dostawy i roboty, oddawane w przedsiębior- 
stwo jedynie w celach doświadczalnych lub 
naukowych ; 
dostawy i roboty, które mogą być wykonane 
w kraju w odpowiedniej jakości tylko przez 
pewne przedsiębiorstwo, albo jeżeli przed: 
mioty, które mają być dostawione, względnie 
materyały potrzebne przy wykonaniu robót, 
albo postępowanie przy robotach korzystają 
z ochrony, przyznanej patentom lub wzorom; 
w przypadkach naglącej potrzeby ałbo jeżeli 
oddanie z wolnej ręki okazuje się wskazane ze 
względu na interesa wojskowe lub inne waźne 
interesa publiczne; . 


b) 


e) 


d) 


e) dostarczanie przedmiotów monopolu i węgli 
mineralnych; 

jeżeli władza, oddająca dostawę lub robotę, 
zmuszona jest do zarządzenia jej wykonania 
w miejsce przedsiębiorców, którzy nie do- 
trzymali umowy, i na ich bezpieczeństwo; 


f) 


zamówienia zastępcze wskutek usprawiedli- 
wionej zwłoki w dostawach lub robotach 
w przypadku, przewidzianym w § 11., 
punkt 13., ustęp trzeci; 


9) 


h) jeżeli w drodze rozpisania publicznego lub 
ograniczonego konkursu nie osiągnięto odpo- 
wiedniego wyniku ($ 41.); 

dostawy, których wartość ogólna nie przenosi 
2000 K, i roboty, których wartość ogólna nie 
przekracza 5000 K. 


Y 
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HI. 
Postępowanie przy rozpisywaniu 
konkursów. 
Konkurs na projekty. 
SG: 
Konkurs na projekty nałeży o ile możności 
oddzielić od konkursu na wykonanie dostaw i robót. 


Ogólna treść rozpisania konkursu. 
Si: 

Rozpisanie konkursu winno obejmować te 
wszystkie okoliczności i dostarczać tych wszystkich 
materyałów, które pozwaiają poznać dokładnie za- 
kres i jakość dostawy lub roboty, będącej przed- 
miotem oddania w przedsiębiorstwo, i dają oferen- 
towi możliwie pewną podstawę do obliczenia świad- 
czeń głównych i pobocznych; w rozpisaniu kon- 
kursu względnie w jego załącznikach należy dalej 
przytoczyć wszystkie postanowienia, umożliwiające 
wniesienie ofert w właściwej formie i informujące 
oferenta, o ile to jest możliwe przed udzieleniem 
przybicia, o stosunkach prawnych, powstających 
przez wniesienie oferty a w dalszem następstwie 
przez jej przyjęcie. 

Materyały pomocnicze, które mają być dołą- 
czane do rozpisania konkursu, składają się przede- 
wszystkiem z warunków ogólnych i szczegółowych, 
z formularzy ofert, dalej według okoliczności z po- 
trzebnych rysunków, planów, wzorów, opisów, wy- 
miarów z góry wyznaczonych, tabel dla cen jed- 
nostkowych, wzorów umów itd. 


$ 8. 

Opisy, rysunki i plany, potrzebne dla dokład- 
nego ocenienia dostawy lub roboty, powinny być 
wykonane w takiej formie, któraby zapewniała 
możność dokładnego obliczenia cen. 

Szczególne okoliczności poboczne, istniejące 
w danym razie i znane władzy oddającej dostawę 
lub robotę, któreby mogły wywrzeć wpływ na obra- 
chowanie cen, należy wymienić w rozpisaniu kon- 
kursu. 


Treść ogłoszeń, obejmujących rozpisanie 
publicznego konkursu. 
g9 

Ogłoszenie rozpisania konkursu musi obejmo- 
wać w zwięzłej formie wszystkie szczegóły. które 
posiadają rozstrzygające znaczenie pod względem 
decyzyi interesowanych co do wzięcia udziału we 
współubieganiu się. 

W ogłoszeniu należy w szczególności za- 
mieścić : 

a) oznaczenie władzy rozpisującej konkurs, a w ra- 
zie, jeżeli władzy tej nie przysługuje prawo 
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oddania dostawy lub roboty, także oznaczenie 
władzy oddającej dostawę lub robotę ; 
przedmiot i zakres dostawy lub roboty z możli- 
wie dokładnem opisaniem; przytem należy 
w danym wypadku zwrócić uwagę na rozdział 
dostaw lub robót według kategoryi robót albo 
losów, na dopuszczalność ofert na dostawy 
częściowe oraz na zastrzeżenie częściowego 
oddania w przedsiębiorstwo ($$ 13. i 39.); 
termin rozpoczęcia wykonywania dostawy lub 
roboty i termin jej ukończenia; 

sposób zestawienia kosztorysu; 

w danym razie wysokość wadyum i kaucyi; 
terminy kalendarzowe dla wniesienia i otwar- 
cia ofert, oznaczenie władzy, do której oferty 
mają być wniesione i u której nastąpi ich 
otwarcie, tudzież postanowienie względem 
dopuszczenia oferentów do obecności przytem; 
wymienienie wszystkich załączników, stano- 
wiących uzupełniającą część składową ogło- 
szenia ($ 7., ustęp 2.), wraz z postanowie- 
niami co do ich przeglądania i sporządzania 
z nich odpisów a w danym razie także co do 
możności otrzymania tych załączników i ich 
ceny. 

Przy rozpisywaniu konkursów ograniczonych 
obowiązują postanowienia powyższe co do osnowy 
pisemnych zaproszeń, które będą wystosowane do 
osób, zawezwanych do wniesienia ofert. 


b) 


9) 


Sposób ogłaszania konkursów publieznych. 


sO 


Rozpisanie konkursów publicznych należy 
ogłosić w całej osnowie w urzędowych dziennikach 
krajowych, wchodzących w danym razie w ra- 
chubę, oraz za pośrednictwem Ministerstwa handlu 
w czasopiśmie „Oesterrcichischer Zentralanzeiger 
für das Ofientliche Lieferungswesen*. Teksty od- 
nośne uchodzą za autentyczne. 

Jeżeli władza oddająca dostawy lub roboty 
ogłasza w streszczeniu rozpisanie konkursu także 
w pismach codziennych i zawodowych, wówczas 
należy w pismach tych zamieścić odesłanie do tekstu 
zupełnego i autentycznego, zawartego w wymienio- 
nych wyżej organach publikacyi. 

Rozpisanie konkursów na roboty budowlane 
należy ponadto ogłosić także w czasopiśmie „Oester- 
reichische Wochenschrift für den öffentlichen Bau- 
dienst“. 

Rozpisanie konkursu i wszystkie załączniki, 
należące do niego (§ 7., ustęp 2.), należy wyłożyć 
do przeglądu dla interesowanych w miejscu, które 
oznaczone będzie w ogłoszeniu rozpisania kon- 
kursu. Uznaniu władzy przełożonej zastrzeżone jest 
postanowienie, czy i o ile należy równocześnie 
z ogłoszeniem wyłożyć do przeglądu kilka egzem- 
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plarzy rozpisania konkursu wraz z możliwie zupeł- 
nym zbiorem załączników nadto w innych urzędach. 

Interesowanym wydawać należy na ich żąda- 
nie kopie załączników rozpisania konkursu, i to 
o ile możności bezpłatnie a w danym razie za zwro- 
tem własnych kosztów. Gdyby i to nie było 
możliwe, należy im jak najwięcej ułatwić sporzą- 
dzanie odpisów. 

Wzory wydawać należy, o ile to jest możebne, 
za zwrotem własnych kosztów albo wypożyczać je 
po złożeniu zabezpieczenia. 

Nazwisk tych osób, które przeglądały załączniki 
rozpisania konkursu lub sporządziły z nich odpisy, 
nie można podawać do wiadomości osób trzecich. 


Szczegółowa treść rozpisania konkursu. 
§ 11. 


Prócz szczegółów, które mają być zamie- 
szczone w ogłoszeniu ($ 9.), i innych szczegółów, 
które w danym razie uznane będą ponadto za po- 
trzebne, należy podać w rozpisaniu konkursu lub 
w załącznikach do niego w szczególności co na- 
stępuje : 

1. szczegółowe postanowienia co do dotrzy- 
mania terminu wniesienia ofert, ich formy, treści 
i czasu, przez który one obowiązują ($$ 23. do 25.); 

2. postanowienia co do sposobu zawiado- 
mienia oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu ich 
ofert; 

3. postanowienia co do złożenia wymaganego 
ewentualnie wadyum z wymienieniem miejsca zło- 
żenia ($ 21.); 

4. postanowienia co do celu ewentualnej 
kaucyi. tudzież chwili i faktu jej ustanowienia z po- 
daniem miejsca złożenia ($ 50.); 

5. ewentualne zastrzeżenia co do rozszerzenia 
lub ograniczenia oddać się mającej dostawy lub ro- 
boty i postanowienia co do nieprzewidzianych 
świadczeń większych lub mniejszych ($ 14.); 

6. w danym razie przytoczenie niezwykłych 
wymogów, nie będących w użyciu w handlu i obro- 
cie ($ 15.); 

7. podanie przepisów, rozstrzygających pod 
względem wykonania (§ 16.); 

8. postanowienia co do zobowiązań oferenta, 
którego ofertę przyjęto, pod względem krajowego 
pochodzenia przedmiotów dostawy, i materyałów 
(Sg 32. i 33.), tudzież co do żądanego ewentualnie 
nadto podania źródeł nabycia ($ 17.); 

9. przy oddaniu robót postanowienie, iż ofe- 
reni, którego ofertę przyjęto, jest obowiązany do 
używania ile możności robotników krajowych i to 
w pierwszym rzędzie zdatnych robotników, mie- 
szkających w miejscu wykonania robót, oraz iż wła- 
dzy, oddającej roboty, zastrzeżone zostaje udzielanie 
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zezwolenia na użycie robotników zagranicznych oraz 
odpowiedui wpływ na wybór ewentualnych pod- 
dostawców ; 


10. postanowienia co do obowiązku przedsię- 
biorcy pod względem pieczy nad robotnikami, za- 
jętymi przy wykonywaniu dostawy lub roboty, oraz 
co do ich zatrudnienia i traktowania. 


Przytem należy nałożyć na przedsiębiorcę co 
najmniej następujące zobowiązania: 


a) przedsiębiorca winien zarządzić środki po- 
trzebne dla ochrony życia, zdrowia i obyczaj- 
ności robotników także w tych wypadkach, 
w których $ 74. ordynacyi przemysłowej i inne 
odnośne przepisy nie mają i bez tego zasto- 
sowania; winien on dalej przy robotach budo- 
wlanych postarać się w razie potrzeby o od- 
powiednie umieszczenie i żywienie robotników; 


b) przedsiębiorca winien przestrzegać w sposób 
analogiczny przepisów $$ 78., 78.a, 78. b, 
93., 94., 95., 96., ao ile przy wykonywaniu 
dostawy lub roboty zatrudnia się więcej jak 
20 robotników przy użyciu maszyn, również 
przepisów $$ 88., 88. a, 96. a, i 96.b ordyna- 
cyi przemysłowej także w tych wypadkach, 
w których postanowienia te nie mają i tak 
zastosowania na zasadzie ustawy: 


11. postanowienia co do jakościowego i ilościo- 
wego odbioru dostawy lub roboty oraz eo do po- 
czątku, czasu trwania i zakresu odpowiedzialności 
przedsiębiorcy ($ 46.); 


12. postanowienia co do wypadków zawiesze- 
nia kar umownych i ich wysokości ($ 49.); 


13. postanowienia co do ewentualnego odro- 
czenia terminu dopełnienia zobowiązania, przyczem 
jednak należy w każdym razie zastrzec, co następuje: 


Jeżeli wykonanie dostawy lub roboty w ozna- 
czonym terminie będzie uniemożliwione przez. wy- 
darzenia spowodowane siłą wyższą albo przez spory 
robotnicze, zaszłe bez winy przedsiębiorcy, albo 
przez bojkot, wówczas władza oddająca dostawy lub 
roboty uwolni przedsiębiorcę od skutków zwłoki, 
przyznając mu odpowiedni termin dodalkowy. 


O ile jednak pokrycie odnośnego zapotrzebo- 
wania nie da się ze względów ogólnych odroczyć. 
może władza oddająca dostawy lub roboty kazać 
wykonać potrzebną zaraz ilość przedmiotów do- 
stawy względnie odnośne roboty gdzie indziej, 
przez co atoli nie powstaje dla przedsiębiorey pre- 
tensya do wynagrodzenia szkody. Wynikła stąd nad- 
wyżka w kosztach nie spada jednak na pierwot- 
nego przedsiębiorcę, podobnie jak i ewentualne 
ograniczenie kosztów nie idzie na jego korzyść: 
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14. postanowienia co do warunków zapłaty. 
terminów zapłaty i sposobu uskuteczniania zapłut 
(SS 47. i 48.); 


15. postanowienia co do sposobu rozstrzygania 
sporów, wynikających ze stosunku umownego; 


16. na wszelki wypadek warunki, pod którymi 
przedsiębiorca może dane mu zlecenie przenieść na 
osobę trzecią i pod którymi prawonabywcy przed- 
siębiorcy mogą wstąpić w umowę; 


17. podanie zamierzonej formy zawarcia 
umowy i zobowiązań ciążących pod tym względem 
na przedsiębiorcy. 


Rozpisanie konkursu na obszerne dostawy i roboty. 
sMe: 


Jeżeli rozpisanie konkursu obejmuje dostawę 
kilku artykułów, z których każdy wytwarzany bywa 
przez inną gałąź przemysłu, wówczas należy ile 
możności wykluczyć kumulacyę w tem znaczeniu. 
iżby można było wnosić oferty tylko na wszystkie 
artykuły łącznie. 


§ 13. 


Przy rozpisaniu obszernych dostaw należy do- 
puścić także oferty na dostawy częściowe, o ile to 
jest możliwe do przeprowadzenia i odpowiada 
celowi. 

Rozpisanie konkursu na większe roboty należy 
według możności rozłożyć na poszczególne kate- 
gorye robót. lub losy. 


Zastrzeżenie co do rozszerzenia lub ograniczenia 
dostaw i robót. 


$ 14. 


Jeżeli rozpisanie konkursu obejmuje zastrze- 
żenie co do rozszerzenia lub ograniczenia dostawy 
lub roboty, która ma być oddaną w przedsiębior- 
stwo, wówczas winna różnica ła obracać się w mo- 
żliwie ciasnych granicach i nie może przekraczać 
ku górze i ku dołowi przy dostawach 10 procent 
objętej rozpisaniem ilości wytworów jednej i tej- 
samej gałęzi przemysłu, a przy robotach 25 procent 
objętej rozpisaniem ilości jednego i tego samego 
rodzaju pracy. 

Jeżeli interesy wojskowe lub inne ważne inte 
resy ogólne wymagają tego nieodzownie albo jeżeli 
zapotrzebowanie przedmiotu objętego rozpisaniem 
podlega według doświadczenia znacznym waha- 
niom, wówczas można wyjątkowo przekroczyć 
w rozpisaniu konkursu granice zastrzeżenia, podane 
w ustępie pierwszym. 

Przy robotach można zobowiązać przedsię- 
biorcę w rozpisaniu konkursu do bezwarunkowego 
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wykonania robót, wychodzących poza ilość umó- 


wioną (wraz z zastrzeżonem ewentualnie rozszerze- |. 


niem), i to bez ujmy dla nowego ustanowienia cen, 
mającego nastąpić na podstawie urmowy, orzeczenia 
polubownego lub sądowego. jeżeli wykonanie ro- 
boty dodatkowej przez tego przeusiębiorcę, którego 
ofertę przyjęto, okazuje się wskazane z ważnych 
względów publicznych. 


Przepisy co do wykonania dostaw i robót. 
Alp 


Pod względem wykonania dostaw i robót na- 
leży w pierwszym rzędzie uznać za obowiązujące 
odnośne zarządzenia władzy, o ile zaś zarządzenia 
takie nie istnieją, przepisy wykonawcze, zestawione 
przez decydujące związki zawodowe odnośnej ga- 
łęzi przemysłu austryackiego. 


g 16. 


Warunki, co do których można przewidywać, 
iż zdolne są utrudnić udział przedsiębiorców krajo- 
wych we współubieganiu się, czy to w charakterze 
przedsiębiorców głównych czy poddostawców, mogą 
być postawione tylko o tyle, o ile są niezbędne ze 
względu na cel dostawy lub roboty. 


W zasadzie należy unikać stawiania wymo- 
gów niezwykłych, nie praktykowanych w handlu 
i obrocie. 


Wymienienie źródła nabycia. 


Sai 


Co do takich artykułów i materyałów, przy 
których jakość i pochodzenie ma znaczenie roz- 
strzygające, można żądać dowodu, iż przedmioty te 
wytworzono w własnym, dokładnie oznaczyć się 
mającym zakładzie przemysłowym z podaniem jego 
siedziby, względnie wymienienia wytwórcy. 


Zestawienie kosztorysu. 


8 18. 


Prawidłowo nie należy zamieszczać cen w roz- 
pisaniu konkursu, lecz pozostawić zestawienie kosz- 
torysu oterentowi, a w szczególności zażądać, o ile 
przedmiot dostawy lub roboty zezwala na to, po- 
dania wagi, cen jednostkowych lub cen za sztukę 
i sumy ogólnej. Jeżeli według podanych cen jednost- 
kowych lub cen za sztukę okaże się różnica cy- 
frowa w stosunku do sumy ogólnej, wówczas po- 
danie cen jednostkowych lub cen za sztukę ma być 
uważane zą rozstrzygające. 
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Rozfożenie cen na czynnik staly i zmienny. 


$ 19. 


Jeżeli na dostawy wyrobów, przy których ceny 
materyałów potrzebnych do ich wytwarzania podle- 
gają znacznym wahaniom, rozpisano konkurs na 
pokrycie potrzeb. trwających dłużej niż rok, wówczas 
należy ile możności zażądać w rozpisaniu konkursu 
rozłożenia oferowanych cen na czynnik stały i czyn- 
nik zmienny, przedstawiający cenę odnośnego ma- 
teryału, i zastrzec regulowanie cen, ograniczone 
do czynnika zmiennego, w krótszych odstępach 
czasu, 0 ile odnośne maieryały mają cenę targowa, 
dającą się łatwo stwierdzić. 

Postanowienie to winno znaleść analogiczne 
zastosowanie także przy rozpisaniu konkursu na ro- 
boty, jeżeli ceny materyałów potrzebnych do ich wy- 
konania podlegają znacznym wahaniom. Przy bu- 
dowach winny jednak ceny oferowane obowiązywać 
przez cały czas budowy. 


Czas rozpisania konkursu. 
8 20. 


Rozpisanie konkursu powinno nastąpić możli- 
wie wcześnie przed okresem wykonania dostawy 
lub roboty w chwili zastosowanej do natury przed- 
miotu. Przytem należy ile możności zwracać uwagę 
na to, aby dostawa lub robota mogła być wykony- 
wana w czasie mniejszego ruchu w interesie i w nie- 
przerwanym ciągu. 

Wszystkie terminy wypełnienia zobowiązań 
należy oznaczyć w ten sposób, aby zamówienia 
mogły być w ich ciągu należycie wykonane. 

Jeżeli umówiono dosiawy częściowe, które 
mają być wykonywane na każdorazowe osobne za- 
mówienie, wówczas należy ile możności podać w 102- 
pisaniu konkursu także termin wykonania każdej 
takiej dostawy częściowej. 

Przy rozpisaniu konkursu na pokrycie powta- 
rzającego się zapotrzebowania należy przyznać naj- 
dalsze dopuszczalne kolejne termiņa wykonania, sle 
możności w ciągu całego roku. 


Wadya. 


§ 21. 


Złożenia wadyum należy żądać tylko w tych 
wypadkacb, w których ono okazuje się konieczne 
dla zabezpieczenia oferty. 

Wysokość wadyum należy oznaczyć najwyżej 
na 5 procent wartości dostawy lub roboty, obliczo- 
nej przez oferenta. 

Jako wadyum należy dopuścić prócz gotówki: 
austryackie papiery państwowe, ludzież wszystkie 
inne austryackie papiery wartościowe, nadające się 
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do lokowania pieniędzy pupiłów i kurandów. W ra- 
zie przedłużenia przywileju Banku austryacko-węgier- 
skiego można użyć do składania wadyów także wę- 
gierskich państwowych zapisów długu. notowanych 
na jednej z giełd austryackich (ustawa z dnia 
30. grudnia 1907, Dz. u. p. Nr. 175). Wspo- 
mniane papiery giełdowe należy przyjmować jako 
wadya po kursie giełdowym, jednak nie powyżej 
wartości imiennej. 

Przy zachowaniu przepisanych warunków zło- 
żenia można dalej użyć na wadya: 

książeczek wkładkowych kas oszczędności, 
urządzonych według regulatywu kas oszczędności 
z roku 1844, aż do maksymalnej wysokości dopusz- 
czałnej przy składaniu pieniędzy pupiłów i kuran- 
dów; książeczek rentowych c. k. Urzędu poczto- 
wych kas oszczędności. 

Wreszcie dopuści się jako wadya listy gwaran- 
cyjne banków, a wyjątkowo na podstawie osobnej 
prośby także weksle stosownie do bliższych wska- 
zówek, które będą wydane. 

Po udzieleniu przybicia należy natychmiast 
zwrócić wadya, o ile nie przeznaczono ich na 
kaucyę. 


IV. 
Wnoszenie ofert. 


Termin wnoszenia. 
$ 292. l 


Przy oznaczeniu terminu wnoszenia ofert na- 
leży mieć ná względzie, iż ubiegający się muszą 
mieć możność obrachowania i odpowiedniego przy- 
gotowania swych ofert. Wskutek tego należyęprzy 
więcej pojedynczych ofertach wyznaczać do ich 
wnoszenia termin co najmniej 14-dniowy a przy 
obszerniejszych ofertach termin eo najmniej cztero- 
tygodniowy po ogłoszeniu rozpisania konkursu. 


Jeżeli zażądano dołączenia wzorów, których 
sporządzenie wymaga dłuższego przeciągu czasu, 
albo jeżeli okaże się potrzeba większych technicz- 
nych robót przedwstępnych, wówczas należy wy- 
znaczyć odpowiednio dłuższy termin do wnosze- 
nia ofert. 


Skrócenia terminów podanych w ustępie pierw- 
szym są dopuszczałne jedynie w ważnych i nagłych 
wypadkach lub wśród szczególnych stosunków. 


g 23.7: 


Oferty i należące do nich w danym razie 
wzory, próbki, rysunki, plany itd. musi się wnieść 
najpóźniej w terminie, oznaczonym w rozpisaniu 
konkursu. To samo odnosi się do wnoszenia zmian 
ofert lub ich uzupełnień oraz ewentualnego oświad- 
czenia co do ich cofnięcia. 
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Jeżeli upływ terminu do wniesienia ofert ma 
według rozpisania konkursu zejść się z początkiem 
rozprawy, mającej za przedmiot ich otwarcie, wów- 
czas: można postanowić w rozpisaniu konkursu, iż 
pisemne i opieczętowane oferty mogą być osobiście 
oddane przewodniczącemu odnośnej komisyi jeszcze 
przed otwarciem ofert. 

Później nadchodzących ofert, ich zmian, uzu- 
pełnień, załączników i oświadczeń co do ich cofnięcia 
nie należy uwzględniać, wyjąwszy gdy nadchodzą 
jako przesyłki poczluwe i gdy jest niewątpliwie udo- 
wodnione, iż przesyłkę nadano tak wcześnie, że przy 
prawidłowej ekspedycyi pocztowej mogła ona na- 
dejść jeszcze przed upływem terminu, wyznaczo- 
nego do wniesienia ofert. 

O ile w międzyczasie nie nastąpiło juź ewen- 
tualnie przybicie, winna komisya, powołana do 
otwarcia ofert ($ 27.), zająć się takimi spóźnionymi 
przesyłkami, stwierdzić stan rzeczy, uzasadnić 
uwzględnienie oferty i zawiadomić o tem, o ile to 
nie nastąpiło juź przy rozprawie, mającej za przed- 
miot otwarcie ofert, tych oferentów, którzy byli 
obecni przy rozprawie tej. 


Forma ofert. 
8 24. 


Oferty wystosować należy przy użyciu prze- 
pisanych formularzy ofertowych, spisać je w jednym 
ciągu unikając próżnych miejsc i zaopatrzyć na 
końcu własnoręcznym podpisem oferenta lub jego 
pełnomocnika z podaniem imienia i nazwiska, poło- 
żonym ewentualnie w tej formie, w jakiej podpi- 
suje się firmę. W ten sam sposób należy podpisy- 
wać zmiany i uzupełnienia ofert, tudzież ewentualne 
oświadczenia eo do ich cofnięcia. Oferty należy za- 
opatrzyć na kopercie napisem, wskazującym zawar- 
tość, ostemplować należycie wraz z wszystkimi, 
w danym razie wymaganymi załącznikami i wnieść 
opieczętowane i opłacone do władzy, wymienionej 
w rozpisaniu konkursu. 


Ofert ustnych, telegraficznych i telefonicznych 
nie można uwzględniać. 


Osnowa ofert. 


5 25. 


Prócz innych szczególnych punktów, wymaga- 
nych w danym razie w rozpisaniu konkursu, winny 
oferty obejmować w szczególności: 

a) dokładny adres i wymienienie ubiegającego się; 
b) bliższe szczegóły co do ilości i oznaczenia do- 


łączonych ewentualnie wzorów, próbek, rysun- 
ków, planów itd.; 
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c) oświadczenie, iż ubiegający się zapoznał się 
z powołanymi w rozpisania konkursu warun- 
kami, wzorami, próbkami. rysunkami, planami 
itd. i że uznaje je za rozstrzygające pod wzglę- 
dem stosunku umownego, iudzież iż zbadał 
stosunki miejscowe, decydujące w danym razie 
przy robotach budowlauych ; 


d) przepisane ewentualnie szczegóły co do źródeł 
nabycia, które mogą być zamieszczone w sa- 
mej ofercie albo w osobnym załączniku; 


e) wymienienie żądanych cen w walucie korono- 
wej i to, © ile przedmiot rozpisania konkursu 
na to zezwala, z przytoczeniem cen jednostko- 
wych lub cen za sztukę, dalej w wypadkach, 
w których w rozpisaniu konkursu wymieniono 
potrzebną ilość ogólną, także z podaniem 
ceny ogólnej cyframi i literami; 


oświadczenie osób, wnoszących ofertę łącznie, 
iż zobowiązują się co do oferty solidarnie, 
oraz wymienienie osoby upełnomocnionej do 
załatwienia interesu i odbioru zapłat ; 


D 


oświadczenie, iż ubiegający się będzie uważał 
się za związanego ofertą aż do terminu udziele- 
nia przybicia, a w danym razie aż do pewnego 
terminu wcześniejszego, przezeń oznaczonego, 
i że nie żąda dotrzymania terminu zakreślo- 
nego do przyjęcia obietnicy w $ 862. k. c. 
względnie artykule 318. i 319. k. h.; 


9 


oświadczenie, iż ubiegający się poddaje się 
właściwości sądu, oznaczonego przez władzę, 
oddającą dostawę lub robotę; 


h) 


i) dowód złożenia wadyum lub odwołanie się na 
dołączony do oferty list gwarancyjny (§ 21.). 


Wyskrobywania są niedopuszczalne a popra- 
wek należy ile możności unikać. O ile jednak po- 
prawki mimo to przychodzą, winien oferent przed 
wniesieniem oferty uwidocznić je w uwadze na dole 
i uwagę tę osobno podpisać. Poprawki, przedsię- 
wzięte co do liczb, należy wyrazić literami. 


vV. 


Postępowanię z wniesionymi ofertami. 


§ 26. 


Wniesione oferty wraz z załącznikami, do- 
datkami, wzorami itd. należy zaopatrzyć w biurze 
podawczem datą wpływu, umieszczoną na nie- 
otwartej kopercie, wciągnąć zaraz do spisu przy- 
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gotowanego dla odnośnego konkursu, przechować 
pod zamknięciem i oddać nieotwarte w wyznaczo- 
nym terminie przewodniczącemu komisyj, ustano- 
wionej dla ich otwarcia. 


s 27. 


W wyznaczonym terminie należy otworzyć 
wniesione oferty komisyonalnie i zaopatrzyć je bie- 
żącymi numerami w tym porządku, w jakim wcią- 
gnięto je do spisu, obejmującego wpływ ($ 26.). 
Następnie należy przeczytać nazwiska oferentów, 
oferowaną dostawę lub robotę, tudzieź inne szcze: 
gólne a rozstrzygające okoliczności, jednak z pomi- 
nięciem podanych eweniualnie źródeł nabycia, 
a wreszcie postawione ceny. 


W razie obszerniejszych dat co do cen jednost- 
kowych wystarczy przeczytać wynikające z nich 
ceny ogólne. 


Ewentualne uwagi co do poprawek w ofercie 
($ 25., ustęp 2.) winna komisya sprawdzić. 


Przed przeczytaniem każdej oferty winna ko- 
misya zbadać, czy oferta wraz z należącymi do niej 
załącznikami i dodatkami jest należycie podpisana, 
czy dołączono do niej wymagane w danym razie 
próbki i wzory i czy one zgadzają się z ofertą także 
co do oznaczenia, wreszcie czy wykazano złożenie 
żądanego ewentualnie wadyum. 


g 28. 


Oferenci i ich pełnomocnicy mają prawo być 
obecnymi przy otwarciu ofert. 


Za oferenta lub pełnomocnika uważa się w ra- 
zie wątpliwości tego, kto wykaże się dowodem na- 
dania lub rubryką prezentaty, stwierdzającą wnie' 
sienie odnośnej oferty. 


§ 29. 


Z przebiegu rozprawy należy prowadzić pro- 
tokół, w którym uwidacznia się wszystkie momenty, 
rozstrzygające pod względem aktu otwarcia, i wpi- 
suje oferty w porządku kolejnym ich wniesienia 
z wymienieniem nazwiska i miejsca zamieszkania 
oferentów, daty wniesienia i oferowanych cen ogól- 
nych. Po umieszczeniu uwagi o przyjęciu ofert do 
wiadomości należy je dołączyć do protokołu, który 
po przeczytaniu ma być podpisany przez wszystkich 
członków komisyj., 


Obecnym oferentom lub ich wykazanym peł- 
mocnikom wolno również podpisać protokół. . 


VI. 
Udzielenie przybicia. 
§ 30. 


Przybicia udziela władza powołana do od- 
dania dostawy lub roboty na podstawie opinii ko- 
misyi, którą wyznaczy. 

Władza oddająca dostawę lub robotę może 
przydać komisyi rzeczoznawców. 


Termin udzielenia przybicia. 
§ 31. 


W wypadkach nadających się do tego może 
nastąpić udzielenie przybicia zaraz po otwarciu 
otert. 

Jeżeli to nie jest możliwe, wówczas należy 
termin udzielenia przybicia skrócić w każdym razie 
do możliwej granicy. Termin ten nie powinien 
przekraczać 14 dni przy mniejszych, pojedynczych 
dostawach lub robotach, a ośmiu tygodni przy więk- 
szych, skomplikowanych dostawach lub robotach, 
w szczególności zaś przy robotach budowłanych, 
tudzież wówczas, gdy zachodzi konieczność badania 
wzorów, albo gdy potrzebne są większe obliczenia 
lub techniczne sprawdzania, gdy należy zasięgnąć 
zatwierdzenia wyższych instancyi albo przeprowa- 
dzić pertraktacye z innymi wydziałami. 


Pierwszeństwo oferentów krajowych. 
$ 32. 


Dostawy i roboty można oddawać w przedsię- 
biorstwo tylko oferentom, osiadłym w królestwach 
i krajach reprezentowanych w Radzie państwa. 

Oddanie dostawy lub roboty oferentowi, 
mieszkającemu za granicą jest dopuszczalne tylko 
wówczas i tylko o tyle, o ile odnośne zamówienie 
w chwili oddania dostawy lub roboty nie może być 
w ogóle wykonane w kraju albo nie może być wy- 
konane w tym czasie i w tej jakości, jakie są nie- 
zbędnie potrzebne ze względu na cel, albo jeżeli 
zażądano cen niestosunkowo wysokich w porówna- 
niu z równorzędnymi zresztą ofertami zagranicznymi. 

Jeżeli wartość dostawy lub roboty przekracza 
5000 K, wówczas oddanie jej oferentowi, mieszka- 
jącemu za granicą, zależy od zezwolenia właściwej 
władzy centralnej. 


Wytwarzanie artykułów objętych dostawą w kraju; 
używanie materyałów krajowych. 


§ 38. 


Przedsiębiorców, których oferty przyjęto, na- 
leży zobowiązać, ewentualnie pod karą umowną, do 
dostawy takich tylko artykułów, które wytworzono 
w królestwach i krajach reprezentowanych w Radzie 
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państwa przy użyciu materyałów krajowych, a przy 
wykonywaniu robót do używania wyłącznie mate- 
ryałów, pochodzących z tych królestw i krajów. 
Należy ich dalej zobowiązać do udowodnienia 
w obec władzy oddającej dostawę lub robotę na jej 
żądanie krajowego pochodzenia artykułów i mate- 
ryałów, do poddania się w ogóle kontroli tej władzy 
pod względem dopełnienia powyższego warunku 
i do oddania do rozporządzenia wszystkich dat i za- 
łączników, które są potrzebne dla stwierdzenia kra- 
jowego pochodzenia. Tę kontrolę przedsiębiorców 
można w danym razie zastrzec także Ministerstwu 
handlu. Jeżeli w celu wspomnianych sprawdzeń 
wysłane będą na miejsce własne organa, zaopa- 
trzone osobnymi legitymacyami, wówczas należy 
im dozwolić wstępu także do odnośnych lokalów 
przemysłowych i składowych w czasie godzin robo- 
czych i to bez poprzedniego zgłaszania się. 

Jeżeli w czasie wykonywania dostawy lub 
roboty nie można w ogóle dostarczyć artykułów lub 
materyałów krajowych, albo jeżeli nie można ich do- 
starczyć w tym czasie i w tej jakości, jakie są nie- 
zbędnie potrzebne ze względu na cel dostawy i ro- 
boty, wówczas władza oddająca dostawę luh robotę 
może uwolnić przedsiębiorcę na zasadzie odnośnego 
dowodu, wniesionego na czasie i w sposób wiary- 
godny, od zobowiązania, ustanowionego w ustępie 
poprzedzającym. Jeżeli wartość przedmiotów do- 
stawy lub materyałów przenosi 5000 K, wówczas 
prawo udzielenia takiego uwolnienia przysługuje 
tylko właściwej władzy centralnej. 

Powyższe postanowienia nie naruszają upraw- 
nienia władz oddających dostawy lub roboty do wy- 
raźnego zarządzenia już w rozpisaniu konkursu, iż 
materyały sprowadzone być mają z zagranicy, a to 
w tym wypadku, jeżeli odnośnych materyałów nie 
wytwarza się w ogóle w kraju albo jeżeli użycie 
materyałów pewnego oznaczonego pochodzenia za- 
granicznego okazuje się wskazane ze względu na 
ich szczególne właściwości. 


Wykluczenie ofert. 
$ 34. 


Od uwzględnienia przy udzielaniu przybicia 
należy z góry wykluczyć: 

a) oferty, wniesione za późno ($ 23.); 

b) oferty, nie odpowiadające warunkom lub wzo- 
rom, które wzięto za podstawę przy rozpisaniu 
konkursu. Brak jednego z wymogów formalnych. 
wspomnianych w § 25., nie stanowi jednak 
sam przez się powodu wykluczenia. W razie 
istotnych wad tego rodzaju należy wezwać 
oferenta do ich usunięcia w ciągu terminu do- 
datkowego a dopiero w razie bezowocności 
wezwania można wyłączyć jego ofertę; 
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c) oferty, które według przedłożonych przez ofe- 
renta wzorów lub próbek nie nadają się do 
przyjęcia; 

d) oferty, które bez samoistnego postawienia cen, 
ofiarują jedynie ich obniżenie w stosunku do 
innych ofert; 

e) oferty, pochodzące od osób, które nie mają 
zdolności ustawowej do zawarcia umowy albo 
co do których toczy się postępowanie kon- 
kursowe; 
oferty, pochodzące od osób, które przy dosta- 
wach lub robotach państwowych dopuściły się 
chociażby tylko usiłowanego przekupienia 
funkcyonaryuszy publicznych; 
oferty, pochodzące od osób, które w ciągu 
trzech ostatnich lat przy dostawach lub robo- 
tach państwowych wykroczyły na więcej za- 
wodów przeciw postanowieniom umownym 
co do krajowego pochodzenia przedmiotów 
dostawy lub materyałów; 
oferty, pochodzące od osób, które w ciągu 
trzech ostatnich lat przy dostawach lub robo- 
tach państwowych naruszyły ponownie w spo- 
sób ciężki pomimo uprzednich kar ustawowych 
lub umownych postanowienia ustawowe lub 
umowne, wydane dla ochrony robotników. 


D 


9) 


h 


`~ 


Następnie można wykluczyć oferty takich ofe- 
rentów, których przy sposobności wykonania do- 
stawy lub roboty państwowej w ciągu ostatnich 
trzech lat uznano dowodnie za nierzetelnych. nie- 
zdatnych lub niepewnych, albo którzy przy tej spo- 
sobności kazali sobie dowodnie świadczyć korzyści 
majątkowe celem nieubiegania się lub cofnięcia 
ofert, albo świadczyli korzyści takie innym. 


Jeżeli oferta obejmuje żądanie ceny, stojącej 
w oczywistym niestosunku do wykonać się mającej 
dostawy lub roboty, tak iż na podstawie oferty tej 
nie można spodziewać się dobrego jej wykonania, 
wówczas należy, o ile już w samej ofercie nieuza- 
sadniono kosztorysu dostatecznie, wezwać zaraz 
oferenta, jeżeli tenże znany jest władzy oddającej 
dostawę jako wydatny i rzetelny, aby wyjaśnił kosz- 
torys ten bezzwłocznie. Jeżeli przed udzieleniem 
przybicia nastąpi wyjaśnienie w sposób zadowala- 
jący, wówczas należy dopuścić ofertę, a w prze- 
ciwnym razie wyłączyć ją. 


Wybór oferenta, którego ofertę ma się przyjąć. 
$ 35. 


Przy oddawaniu dostawy lub roboty winna 
władza oddająca trzymać się granic konkursu 
i udzielić przybicia na zasadzie wniesionych ofert, 
„nadających się do przyjęcia, o ile nie nastąpi roz- 
dział dostawy i z wyjątkiem wypadków, przywie- 
dzionych w ustępie następującym, tudzież w $$ 36. 


(Polnisch.) 
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i 38., temu oferentowi, który stawia ofertę najtań- 
szą i przyjmuje w zupełności wszystkie warunki, 
podane w rozpisaniu konkursu. 

Jeżeli władza oddająca dostawę lub robotę 
jest zdania. iż ważne powody usprawiedliwiają 
uwzględnienie wyższej oferty, nadającej się do przy- 
jęcia, i jeżeli przełożona władza centralna dała 
w tym względzie swe upoważnienie, wówczas 
można udzielić przybicia odnośnemu oferentowi, 
żądającemu wyższych cen. 


§ 36. 


W razie różnicy w cenach aż do 5 procent 
ponad najtańszą ofertę należy ile możności przy 
równych zresztą warunkach uwzględnić drobnych 
przemysłowców a zwłaszcza związki takich przemy- 
słowców. Pod tymi samymi zastrzeżeniami należy 
przy robotach przyznać pierwszeństwo kompeten- 
tom miejscowym przed obcymi, a tym, którzy wprost 
ubiegają się o poszczególne kategorye rozpisanego 
ogółu robót, przed przedsiębiorcami generalnymi, 
o ile w tym ostatnim wypadku szczególne względy 
nie każą uważać za wskazane jednolitego oddania 
robót. 


Przy dostawach należy uwzględnić pod tymi 
samymi warunkami i o ile nie rozchodzi się o za- 
trudnienie robotników chałupniczych w obszarach, 
dotkniętych klęskami, takich kompetentów, którzy 
posiadają ałbo zobowiązują się urządzić własny 
zamknięty warsztat przemysłowy i wykonać w nim 
objęte dostawy, przed tymi oferenlami, którzy każą 
sporządzać przedmioty, objęte dostawą, w drodze 
pracy chałupniczej. 


siam 


Przy równych ofertach rozstrzyga władza od- 
dająca dostawę lub robotę (uwzględniając zasady, 
podane w § 36.) o tem, której ofercie należy przy- 
znać pierwszeństwo ze względu na decydujące oko- 
liczności. 


§ 38. 


Jeżeli kompetentom pozostawiono zaprojekto- 
wanie konstrukcyi i urządzeń, które mają być 
obrane co do szczegółów, albo dostarczenie wzo- 
rów lub próbek albo oznaczenie terminu wykona- 
nia, wówczas należy udzielić przybicia tej ofercie, 
która w odnośnym wypadku przedstawia się jako 
najodpowiedniejsza a zarazem stosunkowo naj- 
tańsza. 


Podzielone oddanie dostawy lub roboty. 


8 39. 


Jeżeli w rozpisaniu konkursu zastrzeżono po- 
dzielone oddanie dostawy lub roboty ($ 9., lit. b) 


46 
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albo jeżeli wchodzący w rachubę oferenci zgadzają 
się na postanowione później rozdzielenie, wówczas 
można oddać dostawę lub robotę także w dowol- 
nych ilościach częściowych, względnie według kate- 
goryi lub iosów. Przytem jednak nie należy odda- 
wać różnym oferentom wykonania takich przed- 
miotów dostawy i uskuteczniania takich robót, które 
wedłng technicznych punktów widzenia stanowią 
jedną całość. 


Zresztą postępować należy przy wyborze ofe- 
rentów, między których ma się rozdzielić dostawę 
lub robotę, w myśl postanowień $$ 35. do 38. 


Ogłoszenie udzielenia przybicia. 
§ 40. 


Udzielenie przybicia, następujące nia podsta- 
wie publicznego konkursu, należy ogłosić z wymie- 
nieniem nazwiska oferenta, którego ofertę przyjęto, 
w czasopiśmie „Oesterreichischer Zentralanzeiger 
fir das öffentliche Iieferungswesen*, a jeżeli roz- 
chodzi się o roboty budowlane także w czasopiśmie 
„Oesterreichische Wochenschrift für den öffentli- 
chen Baudienst*. 


Ponowne rozpisanie konkursu. 
8 41. 


Jeżeli rozpisanic publicznego lub ograniczo- 
nego konkursu nie przyniosło odpowiedniego rezul- 
tatu o tyle, iż albo wcale nie wniesiuno ofert albo 
iż wszystkie wniesione oferty musiały być odrzucone; 
wówczas należy, niezależnie od wypadków, o któ- 
rych mowa w.§§ 4., lit a i 5., lit. d, ponowić 
z reguły rozpisanie konkursu publicznego jako pu- 
blicznego a rozpisanie konkursu ograniczonego jako 
ograniczonego. 


Jeżeli i rozpisanie drugiego konkursu nie wyda 
odpowiedniego rezultatu, wówczas może w obu wy- 
padkach nastąpić oddanie dostawy lub roboty 
z wolnej ręki przy utrzymaniu warunków, które 
stanowiły podstawę ostatniego konkursu: 


Zakaz dodatkowych pertraktacyi z oferentami. 
§ 42. 


W toku posiępowania, mającego na celu od- 
danie dostaw lub robót, na które rozpisano konkurs 
publiczny lub ograniczony, nie można prawidłowo 
prowadzić pertraktacyi z poszczególnymi oferentami. 
mających na celu uzyskanie zniżenia cen lub sprze- 
ciwiających się z innego powodu zasadzie równego 
postępowania ze wszystkimi oferentami, z wyjątkiem 
przypadków, przewidzianych w ustępie 1., lit. b 
i w ustępie 3. $ 34. 
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VII. 
Umowy i ich wykonanie. 
Umowy kilkoletnie. 


8 43, 


Umowy co do dostaw, służących na pokrycie 
powtarzającego się zapotrzebowania, lub co do ro- 
bót bieżących muszą zawsze opiewać na pewien 
czas oznaczony i nie mogą być prawidłowo zawarte 
na czas dłuższy jak na 3 lata. 


Do zawarcia umów takich na więcej jak 6 lat 
potrzebne jest zatwierdzenie władzy centralnej, po- 
wołanej do tego ze względu na przynależność 
sprawy do jej wydziału. 

Zamieszczenie postanowienia, według którego 
uważa się umowę za przedłużoną milcząco, jeżeli 
nie wypowiedziano jej do pewnego terminu, do- 
puszczalne jest jedynie za zezwoleniem władzy cen- 
tralnej, o ile roczna wartość dostawy lub roboly 
przenosi 5000 K. 


Osnowa umów. 
§ 44, 


W umowach należy jak najdokładniej opisać 
wzajemne prawa i obowiązki. 


W każdym razie należy w nich zamieścić: 
1. oznaczenie obu siron umawiających się; 


2. oznaczenie i krótkie opisanie przedmiotu 
umowy z powołaniem się na wszystkie załączniki 
oferty; dalej, o ile szczegół ten zastrzeżono sw roz- 
pisaniu konkursu, podanie wymienionych przez 
przedsiębiorcę źródeł nabycia przedmiotów dostawy 
i materyałów; 

8. umówione ceny; 

4. czas trwania umowy; 


5. termin rozpoczęcia wykonywania dostawy 
lub roboty i termin jej ukończenia. 


Postanowienia co do punktów, wymienionych 
w $ 11., należy zamieścić tylko o tyle, o ile one 
nie są już zawarte w załącznikach rozpisania kon- 
kursu, albo o ile uzupełnienie tych ostatnich oka- 
zuje się potrzebne ze względu na poszczególną 
umowę. 


Osnowa warunków rozpisania konkursu 
i wszystkie należące doń załączniki graficzne sta- 
nowią istotne części składowe umowy; jako takie 
należy je przytoczyć w dokumencie spisanym na 
dowód zawarcia umowy i doszyć do tego do- 
kumentu. 
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Wygotowanie dokumentów, dotyczących umowy. 
§ 45. 


Formalne dokumenty kontraktowe należy wy- 
gotować w jednym egzemplarzu oryginalnym. Od- 
pis uwierzytelniony przez władzę oddającą dostawę 
lub robotę ma być wydany przedsiębiorcy. 


Odbieranie dostaw i robót. 
§ 46. 


Odbiór dostaw lub robót należy rozpocząć bez 
niepotrzebnej zwłoki po wykonaniu dostawy wzglę- 
dnie po nadejściu doniesienia o ukończeniu roboty, 
przeprowadzić go iłe możności w nieprzerwanym 
ciągu i ukończyć w czasie jak najkrótszym. 

W ten sam sposób należy postępować przy 
badaniu przedłożonych rachunków i wykazów za- 
robku 

Jeżeli ilościowy odbiór kontrolny przy obszer- 
nych dostawach lub robotach może nastąpić tylko 
na podstawie rachunku końcowego, zestawionego 
przez przedsiębiorcę, wówczas należy przeprowa- 
dzić po ukończeniu roboty najpierw odbiór jako- 
ściowy, a odbiór ilościowy rozpocząć ile możności 
bezpośrednio po przedłożeniu rachunku końcowego, 
zaopatrzonego we wszystkie załączniki. 

Chwilę ukończenia odbioru (jakościowego), 
z którą zazwyczaj rozpoczyna się odpowiedzialność 
przedsiębiorcy, należy ustalić przez spisanie proto- 
kołu, który ma być podpisany przez obie strony. 


Wypłaty na rachunek należności i resztujące kwoty 
zarobku. 


8 47. 


Niezależnie od korzystniejszych warunków za- 
płaty, które osobno mogą być umówione, należy 
przy robotach wypłacić przedsiębiorcy na rachunek 
jego należności w odpowiednich odstępach czasu 
kwoty, wynoszące co najmniej 90 procent każdo- 
razowej wysokości jego zarobku, stwierdzonej na za- 
sadzie wykazów zarobku. 


Na żądanie przedsiębiorcy należy mu jednak 
wypłacić także resztujące kwoty zarobku, jeżeli 
tenże da w inny odpowiedni sposób zabezp.eczenie 
($ 50.) co do przypadającej z tego tytułu kwoty. 
Możliwość tę należy wyraźnie zaznaczyć w rozpisa- 
niu konkursu. 


W ten sam sposób należy przy dostawach po- 
dzielnych uskuteczniać wypłaty na poczet należności 
ha podstawie: przedłożonych rachunków częścio- 
wych, pod tym warunkiem, iż zezwolono na do- 
stawy częściowe i że odebrano już ilość częściową, 
objętą obrachunkiem. 
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Co do częściowych dostaw i robót, zastrzeżo- 
nych w umowie, należy w każdym razie osobno 
zestawiać rachunki i osobno uiszczać za nie całko- 
witą zapłatę. 

Z wypłat na rachunek, należących się przed- 
siębiorcy według umowy, można o tyle tylko doko- 
nywać potrąceń, o ile dla władzy oddającej dostawę 
lub robotę powstały już pretensye w obec przedsię- 
biorcy 


Wypłacenie zarobku. 


8 48. 


Wypłata zarobku winna być uskuteczniana 
z możliwym pośpiechem. Życzeniu przedsiębiorcy 
co do odebrania zapłaty za pośrednictwem c, k. pocz- 
towej Kasy oszczędności lub w obrocie żyrowym 
Banku austryacko-węgierskiego należy, o ile to jest 
dopuszczalne według przepisów istniejących dla 
kasy wypłacającej, uczynić zadość stosownie do tych 
przepisów. 

O ile nie wchodzą w zastosowanie zasady, za- 
warte w $ 5. rozporządzenia ministeryalnego z dnia 
10. grudnia 1906, Dz. u. p. Nr. 245, należy przy 
wszystkich tych wypłatach stosować postanowienia 
rozporządzenia ministeryalnego z dnia 4. września 
1903, Dz. u. p. Nr. 188, co do obowiązku przed- 
kładania ostemplowanych pokwitowań lub rachun- 
ków z ostemplowaną klauzulą, obejmującą saldo. 


Kary umowne. 


g 49. 


Dla zabezpieczenia dotrzymania zobowiązań 
umownych przedsiębiorcy, którego ofertę przyjęto, 
a zwłaszcza zobowiązań, odnoszących się do termi- 
nowego wykonania i jakości dostawy lub roboty, 
tudzież krajowego pochodzenia przedmiotów do- 
stawy i materyałów a wreszcie pieczy nad robotni- 
kami, ich. zatrudniania i postępowania z nimi, można 
zastrzec kary umowne. Z powodu naruszenia po- 
stanowień umownych, wspomnianych na końcu, 
można jednak ustanowić kary umowne tylko w ta- 
kich wypadkach, w których nie wchodzą już w za- 
stosowanie ustawowe postanowienia karne. 


Kary umowne należy wymierzyć w odpowie- 
dnim stosunku do wartości przedmiotu dostawy lub 
roboty i do naruszonego interesu. 


Kaueye. 


§ 50. 


Kaucyę ustanowić należy prawidłowo w wyso- 
kości nie wyższej, jak 5 procent umówionej ceny 


199 


dostawy lub roboty. O ile cena ta nie przenosi 
2000 K, można pominąć ustanowienie kaucyi. To 
samo odnosi się do oddania dostaw lub robót w war- 
tości aż do 5000 K stowarzyszeniom przemysłowym 
lub stowarzyszeniom zarobkowym ł gospodarczym. 

Pod względem sposobu ustanowienia kaucyi 
obowiązują odnośne postanowienia § 21., dotyczą: 
cego wadyum. 

Po dopełnieniu zobowiązań umownych przed- 
siębiorcy, na, których zabezpieczenie służy kaucya, 
i po upływie okresu odpowiedzialności należy bez 
zwłocznie zwrócić kaucyę. 


VIII. 


Postanowienia końcowe. 


§ 51. 
Postanowienia osobne, istniejące obecnie dla 
Królestwa Galicyi, pozostają i nadal w mocy. 
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S 52. 


Postanowienia niniejszego rozporządzenia 
wchodzą w życie w dniu 1. stycznia 1910. 


Postanowienia te stosowane będą także do 
oddawania dostaw i robót, będącego w chwili tej 
w toku, oraz do odnośnych umów, o ile osnowa 
rozpisanych już konkursów nie stoi temu na prze- 
szkodzie. 


Bienerth włr. Biliński włr. 


Georgi wir. Haerdtl wir. ` 
Žáček wir. Schreiner wir. 
Wrba wir. Stürgkh wir. 

Ritt wir. Bráf wir. 
Weiskirchner wir. Hochenburger wte. 


Dulęba wir. 


